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SICPSTAMA DE MEGUSADAD FUELICA 
POLICIA PLDEFAL 


CONTRATO PARA “LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEWA DE 
VISUALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS 
ELECTRÓNICOS DE LA POLICÍA FEDERAL”, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LOS BIENES”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
POLICÍA FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA INSTITUCIÓN”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL COMISARIO LIC. JOSÉ ROBERTO LÓPEZ CARDOSO, 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO TITULAR DEL ÁREA QUE REALIZA 
LAS FUNCIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; 
ÉL COMISARIO , MTRO. ARTURO ESPIRIDIÓN RAMÍREZ RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS EN LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
DELITOS ELECTRÓNICOS, COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “K,B.H. AVIATION S.A.”, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL €. RAÚL GONZÁLEZ CONTRERAS, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL REPRESENTANTE LEGAL”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 


DECLARACIONES 
! Declara “LA INSTITUCIÓN” a través de sus Representantes, que: 


11 La Secrelaría de Seguridad Pública es una Dependencia Centralizada de la Adminisiración 
Pública Federal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 y 30 Bis fracción X.de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 


12. Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 30 bis, fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 3, fracción XXIX, inciso a) y 39, fracción |, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública; 2 de la Ley de la Policia 
Federal y 1 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 


1.3. Cuentan con las facultades necesarias para suscribir el presente contraio, en términos de 
lo dispuesto por los articulos 1 y 2 de la Ley de la Policía Federal; 1, 5 fracción VII, 9 
fracción Xlil, 65 y 94 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; asi como en el 
Acuerdo 08/2008 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se delegan las facultades 
para suscribir contratos, convenios, pedidos y sus modificaciones a diversos servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto del 2008. 


Para cubrir sus necesidades, requiere contratar la adquisición de “LOS BIENES”, con las 
características, especificaciones y términos, contenidos en el presente instrumento legal y 
el Anexo Técnico que forma parte del mismo. 


15 “LA INSTITUCIÓN”, a través del titular del área requirente referida en el proemio de este 
instrumento, será la responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente 
contrato y su Anexo Técnico, en su calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servigios del Sector Público, con el apoyo de los servidores públicos 
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FERERA! 


que designen para tal efeclo. 


La adjudicación directa del presanie contrato respecio de la partida Única , se asigno en 
términos de los dispuestos por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 22 fracción li, 25, 26 fracción lil, 28 fracción 111, 40 y 41 fracción IV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 y 72 fracción IV 
de su Reglamento; 3 fracción XII, 13 fracciones | y IV de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, asi como a las Reglas Primera, Quinta , 
Décima Primera y Décima Tercera de las Reglas de Operaciones del Comité Técnico de 
Seguridad Nacional. Lo anterior, de conformidad con el procedimiento de Adjudicación 
Directa sustentada en la Justificación de fecha 07 de julio 2011, signada por él Comisario 
Arturo Espiridión, Director General de Prevención de Delitos Cibernéticos en la 
Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, en la que se le adjudico a “EL 
PROVEEDOR” para proporcionar “LOS BIENES” objeto del presente contrato. 


Cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para cubrir las erogaciones que se 
causen con motivo de la celebración del presente contrato, en las Partidas Presupuestales 
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones destinadas a la 
adquisición de equipos, tales como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre 
otros; 51501 BIENES INFORMÁTICOS: Asignaciones destinadas a la adquisición de 
equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para 
el uso de redes, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, 
procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, entre otros y 56501 EQUIPOS 
Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES : Asignaciones 
destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el 
procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, tales como: servidores, 
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos 
de conectividad, entre otros, según constan en los Formatos Únicos de Adquisiciones 
(FUA) y solicitud de Autorización de Suficiencia Presupuestal, con números de Folios 
Únicos 000251, 000252 y 000253, debidamente autorizados por la Dirección de 
Programación y Control Presupuestal de la Dirección General de Recursos Financieros de 
“LA INSTITUCIÓN”, y cuenta con los Oficios de Liberación de Inversión, con número de * 
autorización OM-OLI-087, OM-OLl-082 y OM-OLI-090, 


Cuenta con el Dictamen de Factibilidad Técnica Favorable, con número de oficio 
DGDT/DFT/22/11, de fecha 31 de enero de 2011, emitido por el Ing. Gerardo Frausto 
Escobedo, Director General de Desarrollo Tecnológico, de la Subsecretaria de Tecnología 
de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública. 


El presente contrato incluye un Anexo Técnico aprobado y firmado por EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO referido en la declaración 1.5 del presente 


instrumento. 
El Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Seguridad Pública Policía 
Federal es: SS5P090601RT8 y su Domicilio Fiscal es el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz 


Cortines 3648, Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito 
Federal, C.P. 01900, domicilio que también se señala para los efectos legales del presente 


contrato. e 
Declara “EL PRESPÁDOR DEL SERVICIO”, a iravés de “EL REPRESENTANTE 
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11,11 


11.2 


1.3 


1.4 


11.5 


LEGAL”, bajo protesia de decir verdad, que: 


Es una sociedad, legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, 
según consta en la escritura pública número 1,575, de fecha 21 de enero de 2009, 
otorgada ante la fe pública del Lic. Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número 
Quinto del Circuito de Panamá; mediante la cual se constituyó la sociedad denominada 
K.B.H. AVIATION S.A., debidamente inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del 
Registro Público de Panamá, en la Sección Mercantil a Ficha No. 649182, Documento Redi 
No. 1508563-1-649182, de fecha 22 de enero de 2009, documento que se encuenira 
certificado y apostillado. 


Por escritura 5,557 de fecha 20 de marzo del 2009, otorgada ante la fe pública del Lic. 
Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del Circuito de Panamá; en la 
que consta la protocolización de la acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de 
la sociedad K.B.H. AVIATION S.A., debidamente inscrita en el Sistema Tecnológico de 
información del Registro Público de Panamá en la Sección de Mercantil a ficha número No. 
649182, documento Redi No. 1547119 de fecha 24 de mayo del 2009, en la que se 
modificó integramente el certificado de constitución de la sociedad y de conformidad con 
su objeio social, puede suministrar “LOS BIENES” materia del presente convenio, según 
se desprende del instrumento antes señalado en el numeral dos párrafo primero, por el que 
dentro del objeto de la sociedad esta el de : "la comercialización, diseño, instalación 
configuración y puesta a punio de sistemas electrónicos de seguridad tales como circuito 
cerrado de televisión, control de acceso, detección de incendio, control de visitantes. La 
comercialización, diseño, instalación, configuración y puesta a punto de sistemas 
electrónicos de telecomunicaciones, de voz sobre IP, enlaces satelitales, comunicaciones 
con microondas y radio frecuencia. La comercialización diseño, instalación, configuración y 
puesta a punio de sistemas electrónicos de grabación digital y respaldo de datos así como 
las señales de audio y video. El desarrollo de soluciones en hardware, software y 
firmaware para las áreas de seguridad, telecomunicaciones $ integración de sistemas”, 
documento que se encuentra ceriificado y apostillado. 


“EL REPRESENTANTE LEGAL” acredita la personalidad con la que se ostenta mediante 
la escritura pública 5,836 de fecha 25 de marzo de 2009, pasada ante la fe pública del Lic. 
Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del Circuito de Panamá 
mediante la cual se le olorga poderes con facultades suficientes para la suscripción del 
presente contrato y para obligar a su representada a su cumplimiento, y se identifica con 
pasaporte número G02540822, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los 
Estado Unidos Mexicanos, manifestando que las facultades conferidas no le han sido 
revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de 
suscripción de este instrumento legal, por lo que surten plenos efectos para la celebración 
del presente instrumento jurídico, exhibiendo copia certificada y debidamenie apostillada 
de la mencionada escritura pública y copia simple de la señalada identificación. 


“EL PROVEEDOR” cuenia con la experiencia capacidad técnica, jurídica, operativa y 
financiera, asi como la organización administrativa necesaria, para cumplir con las 
obligaciones derivadas de este contrato, em los términos que se establecen en este 
instrumento Jurídico y su correspondiente Anexo Técnico. 


“LOS BIENES” objeto,del presente conirato deberán observar y cumplir an todo momento 
y en iérminos del artígulo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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11.8 


11.9 


11.10 


11.11 


111.4 


11.2 


111.3 


Servicios del Sector Público, las Normas Oficiales Mexicanas, así como cualquier otra 
Norma Oficial Mexicana Técnica de carácter nacional e internacional, que resullen 


aplicables. 


Formaliza este conirato con la seguridad de que su representada, así como ninguno de los 
socios o directivos, ni él mismo, desempeñan Un empleo, cargo o comisión en el Servicio 
Público o que están Inhabilitados para desempeñarlo, como lo establece el artículo 8, 
fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administralivas de los Servidores 
Públicos, así como tampoco se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los 
Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 


Manifiesta que la empresa que representa es residente en el extranjero y no se encuentra 
obligada a presentar declaraciones periódicas en México, ni tampoco se encuentra 
obligada a presentar, ni total, ni parcialmente, la declaración a que se refiere la Regla 
12.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 01 de julio de 2011, o relacionada con el arlículo 32-D, 1*, 2”, 3” y 4” del 
Código Fiscal de la Federación, sin embargo y en cumplimiento a la fracción primera de la 
Regla citada, proporcionará a “LA INSTITUCIÓN” la información solicitada en la misma. 


Su representada es de nacionalidad Panameña, sin embargo para efecios de este contrato 
se obliga a no invocar la protección de su Gobierno ni de ningún otro Gobierno Extranjero, 
bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado del 
presente instrumento. 


Conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el presente ejercicio fiscal; así como a la demás normatividad vigente 


aplicable en la materia. 


Conoce y se sujeta plenamente a lo estipulado en el presente contrato y Su Anexo 
Técnico el cual, una vez firmado, forma parte integrante del mismo y se liene aquí por 
reproducido como si a la letra se insertase, 


Para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Calle 
Hacienda de las Arboledas, Manzana 30, Loie 10, Colonia Hacienda Cuautitlán, C.P. 


54800, Municipio de Cuautitlán Estado de México. 
Declaran “ANBAS PARTES” que: 
Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan. 


El procedimiento de contratación señalado en la declaración 1.6, el presente contrato y su 
Anexo Técnico, son los instrumentos que vinculan y determinan los derechos y 


obligaciones an la presente contratación. 
Es su dieseo celebrar el p, lt contrato al tenor de las siguientes: 
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PRIMERA.- 


SEGUNDA.- 





1,1 





. Cartidad: 





CLÁUSULAS 


OBJETO DEL CONTRATO.- “LA INSTITUCIÓN” contrata a “EL PROVEEDOR” para 
la “LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
VISUALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS 
ELECTRÓNICOS DE LA POLICÍA FEDERAL”, señalado(s) en este instrumento como 
“LOS BIENES”, en los términos que se describen en el presente instrumento legal y 
su Anexo Técnico, documento que una vez firmado por El. ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO señalado en la declaración 1.5 de este instrumento y “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO”, forma parte integrante del presente instrumento. 


MONTO.- El presente contrato importa un monto de $1"003,402.79 Dólares 
Americanos (Un Millón tres mil cuatrocientos dos Dólares Americanos 79/100 USD), 
incluyendo Impuestos, de acuerdo a lo siguiente: 


«Precio.Unitario 





Descripción 









Pantallas LCD marco delgado industrial.  Monilor 
profesional LCD 46" marca NEC modelo X462UN, formato 
16:9, operación 24x7, separación entre pantallas de 
7.2mm, relación de contraste de 3000:1, brillantez de 
700cd/m2, contro! remoto RS232 y por RJ45, entrada de 
video digital DVI-D, alimentación eléctrica 120-264V 
AC(O50/60 Hz, resolución de 1366x768 pixeles, soportan 
señales DV/DTV: 480p, 576p, 720p, 1080p; y PC: SVGA, 
WVGA, XGA, WXGA, UXGA. Y señales estándares NTSC, 
PAL. 3.54 (O 100-120V AC; 1.45A (UD) 220-240V AC, Fuente 
de alimentación, módulo de procesamiento de video 
extemo, transmisión de la señal de video por cable UTPCat 
6. Vida úlll de 50,000 horas, 3 AÑOS DE GARANTÍA, 
compatible con el sistema de control propuesto. 





















$6,200,03 















Sistema de soportes metálicos a muro tipo ventana abalible 
para facililar el mantenimiento de los equipos, para video 
vrall, 1 sistema por arreglo 2x2. 


Piezas 








Sistema de soportes metálicos a muro tipo ventana abatible 


para facilitar el mantenimienio de los equipos, para video 
wall, 1 sistema por arreglo 72. 

















$334,801.62 


A 


$4,000,27 $40,002.70 


NN 


515,200.13 $15,200.13 
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PANTALLA LCD HDTV 































SISTEMADE ENRUTAMIENTO MA 






LCD TV 48" SHARP, modelo LC-46LE830U tecnología 
LCD de LED ultrabrillante, formatos de entrada de video 
720p, 480p, 1080p, 1080i, 480i, modo 16:9, interface 
HDI4I, Angulo de visión 176" (H/V),tasa de refresh 120Hz, 
vida útil: 50,000 horas, resolución nativa Full HO (1920 x 
1080 pixeles), contraste dinámico de 6,000,000:1, brillantez 
de 450cd/m2, puerto USB, alimentación eléctrica 
120VCA(QO80Hz, incluye soporte a muro, compatible con el 
sistema de proyección propuesto. 











SISTEWADE DESPLIEGUE DE VIDEO 


Controlador de muro marca EYEVIS, modelo NPX4816- 
D14: Controlador de muro que permite composición de 
señales múltiples en ambiente de ventanas con manejo de 
tamaño y posición de las mismas, manejo de las ventanas 
de video de alta definición, de video compuesto y de video 
de cómputo. Capacidad de recibir 14 entradas de cómputo 
en resoluciones de hasta 1920x1200 pixeles ó señales de 
alta definición desde 4801 hasta 1080pa 165 MHZ, 16 
Salidas Video, programación de escenarios, disponibilidad 
24/7, recepción de señales de control vía RS232,soporle 
Ethernet 10/100/1000 MB, redundancia de disco duro, 
totalmente modular, compatible con equipos de control 
propuestos. 


Sofware para administración de muro, licencia para 5 
usuarios. 


Software para Transmisión de la señal de video por LAN 
cableado UTP, 10/100/1000mb, soporta distancia 
dependiendo de la LAN instalada 


Juego de 14 cables DVI-D 


14 Conexiones digitales al controlador de muro para 
despliegue en pantallas. 








Controlador de muro marca EYEVIS, modelo NPX4812R- 
D10-V8: Controlador de muro que permite la colocación de 
varias fuentes por medio de ventanas, 10 entradas de 
cómputoy'en resoluciones de hasta 1920x1200 pixeles ó 
señale: alta definición desde 4801 hasta 1080p, 8 





Precio Uni 


¿Total 


] 








$5104,018.06 













$4,300.79 





$19,350.04 


























515,900.03 


$6,800.28 


$9,345.04 


$98,150.03 
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—Tentradas de video compuesio análogo, 12 Salidas de video 
en la cual se transmiten las fuentes de de cómputo y de 
video, programación de aplicaciones, escenarios y 
eventos, disponibilidad 24/7, recepción de señales da 
control vía RS232, redundancia de disco duro, de 
ventiladores y de disco duro, totalmente modular, en ruta 
matricialmente cada una de las entradas y salidas, 
compatible con resoluciones desde VGA hasta UXGA, 
panel frontal con teclas de contro! para operación manual 
del enrutamiento, compatible con equipos de control 
uestos. 

Malix de cómpulo marca Kramer, modelo VP-42%8, 12 
entradas, 8 salidas. Entre el controlador de muro y el matrix 
de cómputo se tienen las siguientes entradas y salidas: 
Capacidad 20 salidas de cómputo, capacidad 20 salidas de 
video compuesto, capacidad 8 entradas de Video 

Compuesto, capacidad 22 entradas de cómputo. 





















digital y una computadora para su administración. 


INTERFACES DE CONEXIÓN DE SEÑAL DE CÓMPUTO Y AUDIO MULTIMEDIA 


1,5 Sistema 
a 
YH 

1.6 Piezas 





recio Unitario. ' 









Sistema de señalización digital marca Omnivex modelo 
Display 3 que soporta formatos de video AVI, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4 WMV, FLA, DIVX, imágenes JPEG, GIF, 
BMP, PNG, internet URL, archivos de office, Excel, ppl, 
flash SWF, noticias URL, disponibilidad 24/7, soporle LAN 
10/100, software para administración, información de las 4 
posiciones de entrada de señal de computo disponibles y de 
una señal de video en tiempo real, composición de señales 
múltiples en ventanas con manejo de tamaño y posición, 
manejo de ventanas de despliegue en múltiples usuarios y 
de ventanas de video compuesto, programación de 
aplicaciones y eventos, programación de escenarios, 
Sofware de administración, recepción de instrucciones 
exlemas via interface de control RS-232, 8 salidas, 6 
entradas de USB, sin sistema operativo para transmisión de 
contenidos con capacidad de información vía LAN o 
USB, Incluye PC para administración con Windows 7 y 
office con monitor 19”, compatible con el sistema de control 
propuesto. Induye licencia Omnivex Director, 3 licencias de 
Omnivex Player, 3engine profesional para señalización 


























$141,570.30 $141,570.30 





Tapa a mesa marca Altinex modelo UT240-313, 2 un 
conectores VGA, dos toma corriente, dos entradas de audio 
3.5mm, 4 conectores RJ45, 2 DVI, cumpla con certificación 
Class A, Part 15, FCC Rules, Cable de conexión VGA de 
1.8 metros. 


Entrada de computo tipo VGA y audio multimedia, 
Instalación en mesa con sistema de ocultamiento en la 
misma, se abre con solo presionar la tapa, cuenta con toma 
corriente, Conexiones de LAN (RJ-45) y teléfono. 


$4,970.16 








TRANSMISORES ÚTP 











SUERELARIA ME SEGURIDAD PUBLICA 
ICAA PRD! 


EU 











dur” 12 
Partida | 

19 5 

1.10 1 

1:11 








a Y Unidad de * 
[camino | Medida | 


RL 


Transmisor UTP marca minicom modelo DS VISIONO 3000 
LINE SPLITTER LONG con entrada de cómputo, entrada de 
audio estéreo , salida loca! para monitor, salida loca! para 

Piezas audio, transmisión de soñal de audio y video por medio de 
cable UTP, conector RJA5, resolución aceptada desde VGA 
hasta UXGA y 480p hasta 1080i, distancia de transmisión 
hasta 300m, compatible con el receptor propuesto. 







8 - Descripción 
He PEE de REGEPTORES UTE 


Receptor UTP marca minicom modelo DS VISION 3000 
con salida de cómputo, salida de audio, recepción de señal 

Plezas de audio y video por medio de cable UTP, conector RJ45, 
resolución aceptada desde VGA hasta UXGA y 480p hasta 
10801, Ecualización de señal, distancia de transmisión hasta 
300m, compatible con el transmisor propuesto. 


REPRODUCTORES DEOVO. 


Reproductor BluRay marca Integra modelo DBS-30.2, 
reproduce DVD multiregión, Reproducción de CD-R/RW, 
DVD+/- R/RW, JPEG, LPCM, MP3, WAV y WMA, Salida de 
video compuesto, S-Video y Video componente, Salida de 
audio análogo (RCA) y digital (coaxial y óptico), salida de 
HDMI con puerto RS232, compatible con el sistema de 
control propuesto. 


A Ñ e MONITOR LCD 
TV Monitor LCD 22" marca Samsung, modelo B2230HD, 


Pieza formato 16:9, sintonizador de HDTV, entrada VGA, entrada 
de HDMI, compuesto, bocinas integradas 


SWITGH ETHERNET 


Pieza Switch HP V1405-24G Gigabit 10/100 mb de 24 puertos. 
















PEICNSIO 






$7,540,20 


Precio 
al 


$1,126.29 $13,515.48 


$630.20 $3,151,00 




















Descripción 
SISTEMA DE AUDIO. 












1.42 


1.13 
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Pieza 






Pieza 


Pieza 
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Enrutador matricial para señal de audio estéreo y 
microfonía. Mezcladora marca BIAMP modelo AUDIA Flex 
NC con capacidad de mezclar, enrular y ecualizar 8 
entradas de señales de audio estéreo exlernas y 2 entradas 
de señal de microfonía, 8 salidas necesarias para operar de 
acuerdo a la descripción propuesta del sislema. 
Disponibilidad 24/7, compatible con el sistema de control 


propueslo. 


Mezcladora marca BIAMP modelo AUDIA Flex NC con 
capacidad de mezclar, enrular y eacualizar 6 entradas de 
señales de audio estereo extemas y 4 entradas de señal de 
microfonia, 6 salidas necesarias para operar de acuerdo a 
la descripción propuesta del sistema. Disponibilidad 24/7, 
compatible con el sistema de oontro! propuesto. 













SISTEMA DE ENRUTAMIENTO MATRICIAL DE SEÑALES DE AUD! 


Matriz marca kramer, modelo VS1616A, capacidad de 
recibir 16 entradas y cuenta con 16 salidas de cómputo con 
audio, control por RS232, panel frontal para opararla 
manualmente, compatible con el sistema de control 


propuesto. 








AMPLIFICADORES DE POTENCIA — 






Amplificador marca BIAMP modelo MCABO50, potencia de 
50 watls RMS a 4 Ohms por canal, 8 canales de salida, 8 
entradas de linea balanceada, frecuencia de respuesta 
20Hz - 20 KHz, compalible con el sistema de control 


propuesto. 











Un amplificador Integra modelo DTM-5.9 potencia 100 
watis RMS a 80hms por canal, 2 canales de salida, 
entradas de línea de frecuencia balanceada, frecuencia en 
respuesta de 20Hz a 20KHz, puerto RS232, compatible con 
el sistema de control propuesto. 


Un amplificador Inlegra modelo DTM-5.9 potencia 50 watts 
RMS a 8 Ohms por canal, 2 canales de salida, entradas de 
línea de frecuencia balanceada, frecuencia en respuesta de 
20Hz a 20KHz, con puerto RS 232, compatible con el 
sistema de control propuesto. 























$19,165.27 














$18,076.11 











$6,473,59 











$4,875.76 


53,350.03 















$19,165,27 





$18,076.11 


$6,473,59 


$9,751.52 








$6,700.08 








e 


1,15 


1.16 
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Bocina marca KEF modelo Ci 180.2 Bocina a plafón 2 vias, 
potencia de15-100, Impedancia ded - 8Ohms da 6.5", 
respuesta en frecuencia de 65 - 22kHz, con caja trasera 
acústicamente sellada. 


$558.03 


O SSPIPFICNSI066/201 


513,322.72 





"MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO 
Micrófono tipo cuello de ganso 10" (25.4 cm), indicador de 
dos colores, Incluye preamplificador de superficie, patrón de 
captación cardioide, respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 
KHz, Frecuencia de transmisión en la banda UHF, con 
potencia para transmitir a una distancia de 100m en Jínea 
de vista, capacidad del equipo para seleccionar entre varias 
frecuencia de operación, alimentación eléctrica 120 VCA a 
60 Hz, interruptores de encendido/apagado y 
transmisión/mule en el transmisor, conectores XLR y Plug 
4/4", — incluye base inalámbrica y receptor tipo doble 





Procesador de control marca Crestron, modelo PROZ2, 
capacidad de 6 puertos RS232, conectividad un puerto 
Ethemet 10/100 Mb, expansión de 6 puertos RS232 
adicionales, 8 relevadores de bajo voltaje, 8 puertos 
infrarrojo, compatible con el sistema de contro) propuesto. 


Procesador de control marca Crestron, modelo CP2E, 
capacidad de 3 puertos RS232, un puerlo Ethemet 10/100 
Mb, 8 relevadores de bajo voltaje, 8 puertos infrarrojo, 
incluye 2 emisores infrarrojos, compatible con al sistema de 


control propuesto. 






+ 


$5,950.23 


V Precie" 
| Unitario 











$8,313.01 


510,384.47 





E 


$23,800.92 









$58,313,01 


$10,394.47 





Procesador de control marca ELAN modelo HC6: 
capacidad de 8 puertos RS232, 6 puertos infrarrojos con 
posibilidad de incrementar hasta 12 y 6 para sensores, 2 
emisores de infrarrojo, Incluye licencias media y viewer, 


PANTALLA TÁCTILINALÁMBRICA 






Pantalla táctil marca Crestron modelo TPMC-4XG, pantalla 
a color matriz activa 3.5" diagonales, comunicación wifi, 
soporte de video sireaming, incluye dockingstation y 
antenas necesarias para logra cobertura necesaria, 
compatible con el sistema de control propuesto. 





Y 


$4,150.03 


$4,670.29 








$8,300.05 
$4,670.29 


J 
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POLICIA ALDEVAL, 












Partida 


1.20 4 





1.21 






















Touch panel inalámbrico de 5.7” en diagonal, pantalla a 
color, matriz activa, comunicación inalámbrica, cargador 
dockingstation para plataforma de instalación, formato 4:3, 
resolución 1024x768, despliegue de colores de 24 bils, 
interfaz de usuario mulbtuouch, marca Apple, modelo Ipad 
$4GB, incluye dockingstation, incluye licencia ELAN para 
control, compatible con el sistema de contro! propuesto. 





$7,382.62 


Preclo 
Unitario 





Pantalla táctil marca Crestron modelo TPS-4000, pantalla a 
color matriz activa 10.4" diagonales, Pantalla a color, matriz 
activa, bocinas integradas, capacidad de despliegue de 
vídeo, compatible con el sistema de control propuesto. 





$10,378.12 


Acondicionador de voltaje marca Furman modelo PL-Pro c: 
capacidad de 204, rango de voltaje de operación de 90 a 
140VAC, apagado automático en caso de sobrevoltaje, 9 
salidas (8 traseras y una frontal). 


Gabinete 40UR puerta delantera cubierta transparente, 
puerta trasera curva totalmente ventilada, puertas laterales $2,666.03 
con cerradura común, equipo con ventilación, profundidad dio 

de 34" marca Roger modelo GR761934 













Gabinete 32UR puerta delantera cubierta lansparenle, 
puerta lrasera curva totalmente ventilada, puertas laterales $3,600.03 
con cerradura común, equipo con ventilación, profundidad didas 
de 34" marca Roger modelo GR621934 


Piezas 






Gabinete 20UR puerta delantera cubierta transparente, 
puerta trasera curva totalmente ventilada, puertas laterales $3,400.16 
con cerradura común, equipo con ventilación, profundidad NS 












de 34" marca Roger modelo GR411934 








NS/066/2011 










514,765.24 























$20,756.24 









$2,666.03 


$3,600.03 


$6,800.32 





51,003,402.79 


Los precios unitarios señalados en la cotización y/o propuesta económica que en su 
momento presentó "EL PROVEEDOR”, serán fijos y firmes durante la vigencia del 
presente contrato, así como en las prórrogas que en su caso se llegaren a efectuar de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, obliJándose “EL PROVEEDOR”, a no modificar los mismos. 


(a 
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ES 
SICRATA JA DA SÉCUIIDAD POBLICA 
POLICIA FENERAL, 


TERCERA.- 





CONTRATÓ NÚMERO SSP/PF/CNSI066/20 


FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Conforme lo establecido en e! articulo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiéntos y Servicios del Sector Público, los pagos que Se 
generen con motivo de la entrega, instalación y puesta en marcha de visualización de 
los “LOS BIENES” se realizarán en moneda nacional de conformidad en el ariiculo 8 
de Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, una vez aceptados éstos a 
entera satisfacción de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, dentro de los 20 
(veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente las 
cuales deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes y deberá acompañarse del 


acta correspondiente. 


El pago se realizará en moneda nacional, dentro del plazo señalado en el primer 
párrafo de esta cláusula, contados a partir de la aceptación de la factura respectiva, 
una vez aceptados “LOS BIENES” a entera satisfacción de EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO, mediante transferencia bancaria, a la cuenta siguiente: 


KBH AVIATION S.A. 
Banco Nacional de San Antonio Texas 
Número de cuenta: — 520175447 


CLABE: ABA 114000093 
País de origen: EUA 
SWIFT: FRSTUS44 


Para efecto de lo anterior EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de remitir a 
la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” la documentación 
en original que compruebe la recepción de "LOS BIENES” junto con la factura 
correspondiente debidamente validada, solicitando por escrito que se tramite el pago y 
manifestando su entera satisfacción con la recepción de "LOS BIENES” en tiempo y 
forma. De no ser así, indicará los incumplimientos en que haya incurrido “ÉL 
PROVEEDOR”, adjuntando los documentos que lo acrediten, para que la Dirección 
General de Recursos Materiales de "LA INSTITUCIÓN” proceda a calcular las penas 


convencionales que correspondan. 


La(s) factura(s) deberá(n) elaborarse con los siguientes datos: 





Las facturas deberán ser entregadas por “EL PROVEEDOR” a EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO respectivo en el domicilio que señale para tal efecio . 


En caso de que la(s) factura(s) y/o su documentación anexa presente errores O 
deficiencias, “LA INSTITUCIÓN” deníro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción indicará las deficiencias que se deberán de corregir y devolverá la 
documentación a “EL PROVEEDOR” para que sea subsanada y la presente 
nuevamente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará 
a partir de la fecha de la presentación de la documentación corregida, lo anterior, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de 


Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dei Sector Público. 
( o 12 
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AICREFATIA DE SEGURIDAY PUBLICA: 
O LEOASEAERA, e 


CUARTA.- 


QUINTA.- 


SEXTA.- 


SÉPTIMA.- 


El periodo para que “EL PROVEEDOR” remite la factura ya corregida de acuerdo a 
las observaciones que le hayan sido señaladas, no deberá de exceder de 10 (diez) 
días naturales contados a partir de la fecha de su devolución. 


El pago señalado en la cláusula anterior, está condicionado proporcionalmente al pago 
que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de panas convencionales con 
motivo del incumplimiento, de conformidad con lo que establece la cláusula Décimo 


Sexta. 


La Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” vigilará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago y 
verificará que las garantías que se otorguen cumplan las condiciones legales, 
reglamentarias y contractuales que correspondan. 


En virtud de que en el presente contrato, las obligaciones fueron consideradas como 
Indivisibles, por lo que el pago se realizará contra entrega de recibo de “LOS BIENES” 
y de la factura correspondiente debidamente validada por EL ADMINISTRADOR DEL 


CONTRATO. : 


NORMAS OFICIALES APLICABLES. “LOS BIENES” objeto del presente contrato 
deberán observar y cumplir en todo momento y en términos del artículo 31 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


“EL PROVEEDOR” deberá demostrar que los bienes cumplen con las Normas 
Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de Referencia y solo en el caso de que 
no existan éstas o no sean aplicables, se aceptarán las especificaciones del fabricante. 


IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos locales y federales que se 
generen con motivo de la adquisición de “LOS BIENES” objeto del presente contrato, 
serán cubiertos por “EL PROVEEDOR”, “LA INSTITUCIÓN” únicamente pagará a 
“EL PROVEEDOR”, el importe correspondiente al impuesto al Valor Agregado (IVA). 


VIGENCIA.- Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir de + 
de la formalización del presente instrumento jurídico y hasta el 15 de septiembre de! 
2011 


PLAZO Y LUGAR , CONDICIONES , INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 
LOS BIENES” .- “EL PROVEEDOR” deberá entregar “LOS BIENES” objeto del 
presente conirato en las Oficinas Centrales de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Edificio de la Policía Cientifica: Avenida Constituyentes % 947, Colonia Belén de la 
Flores, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México D.F., en un plazo máximo de 
45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la fecha de suscripción del contrato 
correspondiente, conforme a las cantidades y caracteristicas descritas en el Anexo 
Técnico de este insirumento. 


El periodo de suminisiro, instalación, configuración, pruebas y capacitación de los 
sisigémas no deberá exceder de 60 días, a partir de la firma del conirato. 


Ed 
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SECHTARIA DESECORIDAD PUSLICA 


TÓLICIS FEDICAM. 


OCTAVA.- 


NOVENA.- 


El transporte y logística de entrega déberá ser el adecuado para el manejo de los 
“LOS BIENES” y será por cuenta exclusiva y riesgo de “EL PROVEEDOR”, así como 
los seguros que garanticen su enirega en las oficinas Centrales de la Secretaria de 
Seguridad Pública, Edificio |, y el daño e terceros, dejando sin responsabilidad alguna 
a'"LA INSTITUCIÓN”. 


La verificación y aceptación de "LOS BIENES” entregados, se asentará en el Acta de 
Entrega- Recepción que se elabore el área usuaria de “LA INSTITUCIÓN” en 
conjunto con el representante que se designe de la Dirección General de Recursos 
Materiales de “LA INSTITUCIÓN para tal efecto, sin la cual no se tendrá por recibidos 


“LOS BIENES”. 


GARANTÍA DE “LOS BIENES”.- “EL PROVEEDOR”, se obliga a garantizar que los 
“LOS BIENES” objeto del presente contrato sean nuevos y originales, asimismo, 
garantiza estos, contra defectos de fabricación, vicios ocultos y refacciones, lo anterior 
considerando la naturaleza de “LOS BIENES” conforme a lo siguiente. 


“EL PROVEEDOR” deberá garantizar los bienes que conforman el sistema por un 
periodo de tres años a partir de la entrega formal a satisfacción del sistema, conira 
defectos de fabricación y/o vicios ocultos, así coro por el funcionamiento del mismo. 


GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir en la forma y lérminos 
previstos en el artículo 48, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes, relativas y 
aplicables en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento 
del presente contrato. 


L- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO INDIVISIBLE.- Para garantizar a “LA 
INSTITUCIÓN” el exacto cumplimiento de las obligaciones que “EL PROVEEDOR” 
contrae en virtud del presente contrato, éste se obliga a otorgar fianza expedida por 
una afianzadora debidamente autorizada para ello, por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto máximo total del presente contrato, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, que es la cantidad de 586,500.24 Dólares Americanos (Ochenta y seis 
mil quinientos Dólares Americanos 24/100 USD.) Dicha fianza deberá ser entregada 
por “EL PROVEEDOR” ante la Subdirección de Contratos de “LA INSTITUCIÓN, 
dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente instrumento 


legal. 


Las póliza de fianza antes aludida deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas de la afianzadora que la otorgue: 


A) Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación; 
B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 


C) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como 
la especificación de las obligaciones garantizadas; 


D) El señalamiento di 'hombre, denominación o razón social de "EL PROVEEDOR”; 


(Es 
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SEURETAMIA DE SEGURIDAD) PUB 
E 


E) Además deberá de contener de manera expresa, que: 


» Que para cancelar la fianza, será requisiio contar con la constancia de 
cumplimiento lotal de las obligaciones contraciuales. 


+ Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación 
que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al 
cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se Interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme. 


+ Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la 
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de 
ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose 
atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 
Bis de dicha Ley. 

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL PROVEEDOR” y éste 
efectúe la iotalidad del pago en forma incondicional, “LA INSTITUCIÓN” deberá 
cancelar la fianza respectiva. 


Cuando se requiera hacer efectiva la fianza, “LA INSTITUCIÓN” deberá remitir a la 
Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se 
precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza 


y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que: 
soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 95 5 


Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas 
Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de 7 


Terceros. 


Las modificaciones a la fianza deberán formalizarse con la participación que 
corresponda a la afianzadora, en términos «de las disposiciones aplicables. 


En viriud de que en el presente contrato las obligaciones se consideran indivisibles, se 
hará efectiva la garantía de cumplimiento hasta por la totalidad de la misma cuando la 
entrega de “LOS BIENES” no se realice en las fechas señaladas o que los mismos no 
cumplan con las caracierísticas y especificaciones establecidas en el presente 
contrato y su Anexo Técnico, lo anterior una vez iniciado y agotado el procedimiento 
de rescisión al que alude el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables. 


En caso de modificaciones al presente contrato, EL PROVEEDOR” deberá tramitar la 


/ 


” 
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SUCIETAMA DE SEGOZUDAD POITICA 


POLICIA PADERAL. 


DÉCIMA.- 


modificación de la garantía de cumplimiento de conformidad cor lo estipulado en el 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 


Secior Público. 


Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PROVEEDOR” a satisfacción de “LA 
INSTITUCIÓN”, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá inmediatamente a 
extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contraciuales para que se 
dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, 
constancia que deberá ser dirigida a la Dirección General de Recursos Maleriales 
quien realizará las gestiones necesarias para la cancelación de la garantía. 


OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.- “EL PROVEEDOR” será el único 
responsable de la calidad de “LOS BIENES” materia del presente contrato de 


conformidad con lo siguiente: 


l.- “EL PROVEEDOR” garantiza que “LOS BIENES” objeto del presente contrato, 
serán entregados con la calidad, el personal, supervisión y periodicidad señalados en 
el Anexo Técnico de este instrumento, a entera satisfacción de “LA INSTITUCIÓN”, 
en el lugar y dentro del período y horario establecido para la entrega de “LOS 
BIENES” y conforme a las especificaciones del mencionado Anexo Técnico. 


ll.- “EL PROVEEDOR” será el único responsable por la entrega y calidad de “LOS 
BIENES”, ajustándose a las especificaciones señaladas en este contrato y su Anexo 
Técnico, a las indicaciones que al respecto reciba de “LA INSTITUCIÓN” y a las 
técnicas aplicables a su actividad, para lograr el cumplimiento del objeto previsto en la 
cláusula primera del presente contrato. 


11l.- “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar la supervisión del traslado y entrega de 
“LOS BIENES” y del personal a su cargo, encargado de dichas tareas de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Técnico del presente contrato. 


IV.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de la totalidad de los daños y/o 
perjuicios causados a los bienes O trabajadores de “LA INSTITUCIÓN” o a terceros, 
causados durante el traslado y enirega de “LOS BIENES”. 


V.- “EL PROVEEDOR” se obliga a asumir la responsabilidad lotal en caso de que 
infrinja la normatividad relativa a palentes, marcas y derechos de autor de “LOS 
BIENES” objeto de! presente conirato. 


VI.- “EL PROVEEDOR” se obliga a que su personal encargado del traslado y entrega 
de "LOS BIENES” no se presente a sus labores en estado de ebriedad o con aliento 
alcohólico y an su caso, evitar la mala imagen en el uso del uniforme que se les 
designe, el cual será proporcionado por “EL PROVEEDOR”, sin costo alguno para 
“LA INSTITUCION”. 


ViL.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir con la totalidad de las obligaciones que se 
establecen en el presente contrato, su Anexo Técnico, en la convocatoria de licitación, 
y en las juntas de aclaraciones correspondientes. 


Vill.- “EL PROVE DOR” proporcionará una relación del personal a través del cual 


Bo, 
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SRORATARIA DESEGUNIDA Y PURÍACA 
POLICIA FEDERAL 


entregara “LOS BIENES”. 


1X.- El personal comisionado por “EL PROVEEDOR” para realizar la entrega de “LOS 
BIENES” deberá asistir debidamente uniformado a las instalaciones de "LA 
INSTITUCIÓN”, así como portar a la vista, identificación expedida por “EL 
PROVEEDOR” y cumplir con los requisitos de acceso y permanencia en las 
instalaciones establecidos por “LA INSTITUCIÓN”. 


MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar lo siguiente: 


Realizar al menos 2 mantenimientos preventivos al año, durante la vigencia de la 
garantía del sistema. 


Mantenimiento de sistemas operativos y software de propósito específico, que incluya 
tareas de administración, o errores. 


Para el caso de fallas no contempladas en las garantias de los equipos, "EL 
PROVEEDOR” deberá proporcionar un catalogo de costos con las refacciones más 
usuales y el costo de mano de obra por reparaciones de cada una. Asi mismo, deberá 
proporcionar la suma totai de los dos rubros anteriormente descritos. 


Deberá detallar las labores a realizar para cada uno de los equipos que se incluyen en 


los sistemas solicitados para el servicio de mantenimiento preventivo a los sistemas, así 
como el tiempo requerido para realizar estas labores para cada uno de los sistemas 


contemplados. 
ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES. 


Todo el equipamiento que requiera de un Sistema Operativo, firmware y en general 
cualquier software deberá incluir su actualización durante el periodo del contrato. 


ASISTENCIA TÉCNICA TELEFÓNICA. 


Durante el periodo de conirato, "EL PROVEEDOR” deberá proporcionar asistencia 
técnica telefónica de 7 x 24, para cualquier pregunta y/o consulta relacionada con el 
proyecto. 


El tiempo de respuesta no deberá ser mayor a 4 horas, una vez notificado el proveedor 
por parte de la Policia Federal. 


MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar lo siguiente: 


Deberá generar un reporte de fallas. 
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DÉCIMA 
PRIMERA.- 


DÉCIMA 
SEGUNDA. 


CONTRATO NÚMERO SSP)eF/CNS/O562011 





“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar el procedimiento para este mantenimiento 
correctivo, direciorio de escalación que incluya nombre, cargo, teléfono fijo y móvil del 
personal que participará en al soporte técnico. 


El tiempode respuesta en sitio será de 4 horas en días hábiles como máximo. 


El tiempo de solución de la falla y reemplazo de partes no debe ser mayor de 72 horas 
a partir de la respuesta en sitio. 


Las refacciones deberán ser nuevas y originales. 
Disponibilidad de partes de al menos 5 años en el mercado. 


En caso de que algún equipo propiedad de la “LA INSTITUCIÓN” se retire por 
separación y/o garantía, "EL. PROVEEDOR” deberá instalar en calidad de préstamo un 
equipo de características iguales o superiores para darle continuidad al servicio. 


Se deberán generar reportes de vida por equipo. 


“EL PROVEEDOR” debe realizar una bitácora de actividades. 


RESTRICCIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial 
ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de “LA INSTITUCIÓN”, 
lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, último párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


Para el caso del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, 
Institución de Banca de Desarrollo, “LA INSTITUCIÓN” manifiesta su consentimiento a 
“EL PROVEEDOR”, para que este ceda sus derechos de cobro a favor de un 
intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en 
cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las disposiciones generales a las 
que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de febrero de 2007 y convenio celebrado entre Nacional Financiera 
S.N.C., institución de Banca de Desarrollo y la Policía Federal Preventiva el 27 de 


marzo de 2007. 


ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”.- Las áreas responsables 
de administrar y vigilar el cumplimiento de este conirato en términos del artículo 84 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como de supervisar en lodo tiempo, dentro del ámbito de su competencia 
que “LOS BIENES” objeto de aste contrato los entregue “EL PROVEEDOR” 
conforme se obligó.:a hacerlo y que se encuentre cumpliendo con los términos y 
condiciones señaladas en esie contrato y su Anexo Técnico será el titular del área de 


ES 
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SECRETARIA DE SEGUAIDAD PUBLICA 


POLSCIA FEDERAL, 


DÉCIMA 
TERCERA.- 


DÉCIMA 
CUARTA.- 


“LA INSTITUCIÓN”, referida en la declaración 1.5 de este instrumento como EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o bien, los servidores públicos designados por 
éstas para tal efecto. 


Se verificará que "LOS BIENES” cumplen con las caracteristicas requeridas en el 
Anexo Técnico del presente contrato, asi como lo estipula en las juntas de 
aclaraciones, lo ofertado en la propuesta “DEL PROVEEDOR”, asi como de los 
calálogos o folletos presentados. 


EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en conjunto con “EL PROVEEDOR”, 
suscribirán una acta entrega-recepción en la que se asentará el resultado de la 
verificación, en caso de incumplimiento durante la realización de las misma, se 
asentará el motivo del rechazo. 


En caso de que “LOS BIENES” cumplan con los requisitos solicitados, éstos se 
recibirán y serán aceptados por parte DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, de lo 
contrario serán rechazados y se aplicarán las penas convencionales correspondienies. 


Las paries convienen en que si de la verificación a que se refiere el primer párrafo de 
la presente cláusula, o de la notificación que hiciere “LA INSTITUCIÓN” a “EL 
PROVEEDOR” respecto a la entrega de “LOS BIENES”, se desprendiera que estos 
no cumplen con las caracierísticas solicitadas, se entenderá que los mismos no fueron 


entregados a “LA INSTITUCIÓN. 


RESPONSABILIDAD LABORAL.- Queda expresamente estipulado que el personal 
para la entrega de “LOS BIENES” o que utilice “EL PROVEEDOR” para el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de este insirumento, 
estarán bajo la responsabilidad única y directa de “EL PROVEEDOR” y por lo tanto, 
en ningún momenio se considerará a “LA INSTITUCIÓN” como patrón sustituto, ni 
tampoco a “EL PROVEEDOR” como intermediario, por lo que, “LA INSTITUCIÓN” 
no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente 
queda liberada de cualquier responsabilidad laboral, fiscal o en materia de seguridad 
social, obligándose a “EL PROVEEDOR” a responder de cualquier acción legal ylo 
reclamación que se pudiera presentar en contra de “LA INSTITUCIÓN”. 


CONFIDENCIALIDAD.- Las partes se obligan a mantener esíricla confidencialidad y a 
no divulgar la información contenida en el presente contrato y su Anexo Técnica, así 
como de la que tengan conocimiento por el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, respetando los derechos que sobre la información tiene “LA INSTITUCIÓN” 
y se responsabilizan, en su caso, del mal uso o uso no autorizado que de ella se haga 
aún después de la terminación del presente instrumento. 


“EL PROVEEDOR” se obliga a mantener estricla confidencialidad de la información 
y/o documentación relacionada con el presente contrato, bajo la pena de incurrir en 
responsabilidad penal, civil o de otra índole, y por lo tanto, no podrá ser divulgada, 
transmitida, ni viilizada en beneficia propio o de tercero. 


Toda la información que sea intercambiada por las paries en viriud del presente 


Y 





DÉCIMA 
QUINTA.- 


DÉCIMA 
SEXTA.- 


SLCPETANA DE SEGUMIDAL PUSTICA: 
POLICIA FEDERAL. 


:ONTRATO NÚMERO SSPIPFICNSIO66/201 


contrato, será considerada como información reservada y confidencial, Las 
obligaciones respectivas de confidencialidad estarán sujetas a lo dispueslo por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Subernarnenial a por la 
ley correlativa aplicable 2 “LA INSTITUCION”, 


Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, las partes adoplarán 
precauciones razonables para proteger mutuamente la información confidencial de la 
otra como si se tratase de la propia. Las partes comunicarán la información 
confidencial de la otra parie a sus empleados o consultores sólo si éstos necesitan 
conocerla para realizar sus tareas, y tel comunicación se hará sujelá a las 
obligaciones de confidencialidad impuestas por el presente contrato. Por tal motivo, 
cada una de las partes asume expresamente cualquier responsabilidad qué se derive 
del incumplimiento por parte de sus respectivos empleados O consuliores a las 
obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. Cuando la 
información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una obligación bajo 
este contrato, cada una de las partes la devolverá a la otra o la destruirá si así se le 
solicitara por escrito. 


Cada una de las partes nolificará inmediatamente a la otra en caso de descubrir el 
uso, revelación o divulgación no autorizados de la información confidencial, y 
cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá usos 
no autorizados adicionales de dicha información. 


Las personas a quienes se les proporcione la información para el cumplimiento del 
objeto de este contrato y su Anexo Técnico, serán responsables solidariamente, en 
caso de infracción, a lo señalado en esta cláusula en términos de las disposiciones 


aplicables. 


MODIFICACIÓN AL CONTRATO.- Las modificaciones que por razones fundadas 
pudieran realizarse al presente contrato, deberán invariablemente formalizarse a través 
de la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, por escrito 
mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo, atendiendo según sea el 
caso, a lo previsto por los artículos 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 91 y 92 de su Reglamento, sin éste requisito nc será 


válido. 


Cuando se convenga el incremento de “LOS BIENES”, “EL PROVEEDOR” deberá 
entregar la modificación respecliva de la garantía de cumplimiento del contralo, 
conforme a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


PENA CONVENCIONAL.- "EL PROVEEDOR” se obliga a pagar a “LA 
INSTITUCIÓN” una pena convencional por no entregar “LOS BIENES” en los plazos 
establecidos en este contrato, consistente en el 1% (Uno por ciento) del valor de los 
mismos, por cada día nalural de atraso en la entrega de “LOS BIENES”, sin exceder 
el monto de la fianza de cumplimiento sin considerar el impuesto al valor agregado, 
esta sanción se aplicará sobre “LOS BIENES” no entregados en tiempo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 


E 
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CONTRATO NÚMERO SSP/PF/GNS/066/2011 


SECRENARIA DESEGURIDA)) VUELCA: 
POLICIA FEDERAL. 


DÉCIMA 
SÉPTIMA.- 


DÉCIMA 
OCTAVA.- 


Arrendamientos y Servicios del Secior Público. Dicha penalización se calculará por EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO quien deberá de documentarlas, así como 
nolificarias por escrilo a al Dirección General de Recursos Materiales de “LA 
INSTITUCIÓN” quien a su vez informará a su área financiera el importe de la misma. 


La acumulación de dicha pena no excederá del importe de la garantía de cumplimiento 
del contraio, del 10% (diez por ciento), y se descontará administralivamente del 
importe por el pago que se realice y que se estipula en la cláusula Segunda, lo 
anterior, sin perjuicio del derecho de LA INST. ITUCIÓN de optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Ello de conformidad con lo establecido en los 
arlículos 53 y 54 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Secior Público. 


El pago de “LOS BIENES”, objeto del presente conirato, quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago o entero que "EL PROVEEDOR” deba efectuar por 
conceplo de penas convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, 
no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las mismas al hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 


En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- “EL PROVEEDOR” reconoce que por 
la firma del presente contrato y su Anexo Técnico no adquiere derecho alguno sobre 
los derechos de propiedad industrial e intelectual de “LA INSTITUCIÓN”, sin que esto 
constituya limitación alguna, patentes, marcas, nombres O avisos comerciales, 
derechos de autor, así como licencias, permisos, autorizaciones de uso de propiedad 
industrial e intelectual, derivado del acceso a dicha propiedad industrial que “EL. 
PROVEEDOR” llegue a tener en el cumplimiento del presente contrato y su Anexo 
Técnico. “LA INSTITUCIÓN” en ningún caso será responsable por violaciones de 
derechos de propiedad industrial o derechos de autor cometidos por “El 
PROVEEDOR”. En caso de que “EL PROVEEDOR” viole algún derecho de los antes 
especificados, se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a "LA INSTITUCIÓN” 
de cualquier controversia o demanda que surja al respecto. 


De igual forma, “EL PROVEEDOR” no podrá hacer uso de cualquier tipo de 
publicidad, incluyendo el nombre de “LA INSTITUCIÓN”, sus marcas, diseños, O 
cualquier material de propiedad industrial o inteleciual de ésta, 


RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” acepta en 
forma expresa que “LA INSTITUCIÓN”, a través de su Dirección General de Recursos 
Materiales y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien aportará los 
elementos necesarios para encauzar los procedimientos, puede rescindir 
administrativamente el presente contrato, por cualquiera de las causas que a 
continuación se señalan: 


A) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y su Anexo 
Técnico; 
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SECHETARIA DESEGORIO Y PURICA, 
VOLISIA FEDERAL 


Si de continuar con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente contraio o su Anexo Técnico, se ocasione algún daño o perjuicio a 
“LA INSTITUCIÓN”; 


B 


= 


Si no entrega “LOS BIENES” en los términos y condiciones establecidos en 
este instrumento y su Anexo Técnico; 


C 


— 


Si se declara en concurso, quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de 
su obligación de entrega de “LOS BIENES” en forma que afecte el presente 


contrato; 


D 


E) Si cede en forma parcial o total, a terceras personas físicas o morales, los 
derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los 
derechos de cobro; en cuyo caso, se obliga a solicitar previamente la 
conformidad por escrito a “LA INSTITUCIÓN”, de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 


F) Si no proporciona a “LA INSTITUCIÓN” o a las dependencias que tengan 
facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
“LOS BIENES” objeto del presente contrato; 


Por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la 
normatividad aplicable al caso; 


G 


= 


Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue la garantía de cumplimiento del 
presente contrato, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha 


del mismo; 


1) Cuando cambie de nacionalidad "EL PROVEEDOR” e invoque la protección de 
su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA INSTITUCIÓN”; 


H 


= 


J) Sise comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado 
de declaraciones de “EL PROVEEDOR”. 


En general por cualquier otra causa imputable a “EL PROVEEDOR”, similar a 
las antes mencionadas. 


K 


DÉCIMA 
NOVENA- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si “LA INSTITUCIÓN” considera que “EL 


PROVEEDOR”, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que consigna la 
cláusula anterior, lo comunicará a “EL. PROVEEDOR”, por escrito a fin de que éste, en 
un plazo no mayor de $ (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba 
la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, manifieste lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; situación que será | 
informada a la Secretaría de la Función Pública. 





Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “LA INSTITUCIÓN” 
resolverá considerarido los argumentos y pruebas que en su caso, hubiere ofrecido 








CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/066/2011 


SECRETARIA DESEGUAIDAD PUNLICA 


POLICIA FRDARAL. 


VIGÉSIMA.- 


“EL PROVEEDOR” y la determinación de dar o no por rescindido el presente conirato 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL PROVEEDOR”, 
dentro de los 15 (quince) dias háblles siguientes al primer término señalado. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el arlículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


En el caso de que se rescinda el presente coniralo, se formulará el finiquito . 
correspondiente, a efecto de constar los pagos que deba efectuar “LA INSTITUCIÓN” 
por concepto de “LOS BIENES” efectivamente entregados a entera satisfacción de 
“LA INSTITUCIÓN” hasta el momento de la rescisión. 


Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato “EL 
PROVEEDOR” entrega “LOS BIENES” de conformidad con lo estipulado en el 
presente contralo y su Anexo Técnico, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, 
previa aceptación y verificación de “LA INSTITUCIÓN” de que continúa vigente la 
necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 


“LA INSTITUCIÓN” podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, 
cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas en este 
supuesto, “LA INSTITUCIÓN” deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que 
los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resuliarian más inconvenientes. 


Al no dar por rescindido el presente contrato, “LA INSTITUCIÓN” establecerá con “EL 
PROVEEDOR”, olro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inició del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre 
deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL PROVEEDOR”, “LA 
INSTITUCIÓN” procederá a hacer efectiva la garantia de cumplimiento, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


“LA INSTITUCIÓN” se reserva el derecho de aplicar la pena convencional establecida 
en el presente contrato e rescindirlo, haciendo efectiva la garantía otorgada para el 


cumplimiento del mismo. 


En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de 
penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, cuando estas causas sean el motivo de la rescisión. 


EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de coadyuvar con la Dirección 
General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, a efecto de documentar en 
tiempo y forma el expediente que será remitido a la Tesorería de la Federación. 


TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA INSTITUCIÓN”, a lravés de su Dirección General 
de Recursos Meterjeles y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien 
( 
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SECRETARIA Di SEGURIDAD PONLICA. 
POLICIA FFDERAL. 


VIGÉSIMA 
PRIMERA.- 


VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- 


VIGÉSIMA 
TERCERA.- 


VIGÉSIMA 
CUARTA.» 


ONTRATO NUMER( 355P/PF/0N5/066/40 


aportará los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, podrá sin que 
implique penalización alguna a la Federación, dar por terminado anticipadamente el 
contraio en cualquier momanto, cuando concurran razones de interés general, o bien: 
cuando, por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir “LOS BIENES” 
originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al Estado de conformidad 
con lo previsto por el artículo 54 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Secior Público. En dicho supuesto, “LA INSTITUCIÓN” procederá a 
pagar “LOS BIENES” efectivamente entregados hasta la fecha de dicha terminación. 


De igual forma, procederá la terminación anticipada del contrato cuando se delermine 
la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo 
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 


La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que 
precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Lo anierior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


PRÓRROGAS.- Únicamente se otorgarán prórrogas por causas imputables a “LA 
INSTITUCIÓN” y en casos foriuitos o de fuerza mayor debidamente justificados, 
acreditándose jurídica y fehacientemente dichos casos, debiendo constar par escrito el 


plazo de prórroga concedido. 


CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsable de 
cualquier retraso O incumplimiento del presenie contrato que resulte directa O 
indireciamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente 


justificados y demostrados por la parte correspondiente. 


PERJUICIO A TERCEROS.- Si con motivo del traslado de “LOS BIENES” por “EL 
PROVEEDOR” se causara perjuicio a terceros éste, en su caso, se obliga a responder 
de ello y eximir de loda responsabilidad a “LA INSTITUCIÓN”. 


ACCESO A LOS SITIOS.- "LA INSTITUCIÓN” facilitará el acceso al personal de “EL 
PROVEEDOR” debidamente acreditado a las instalaciones de la misma, siempre y 
cuando dicho personal cumpla con los requisitos de identificación correspondientes. 


Dentro de las instalaciones de “LA INSTITUCIÓN” y en todo momento el personal 
designado para la entrega de “LOS BIENES” deberá presentar y portar una 
identificación vigente que lo acredite como empleado de “EL PROVEEDOR”. 


Asimismo, "EL PROVEEDOR” se sujetará a las condiciones de acceso y permanencia 
a las instalaciones dé cada uno de los lugares en que se cumplirá con el objeto del 


presente contrato yy 5u Anexo Técnico. 
Q 


. 
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SECTA A PoNIca 


VIGÉSIMA 
QUINTA.- 


VIGÉSIMA 
SEXTA.- 


VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- 


VIGÉSIMA 
OCTAVA.» 


VIGÉSIMA 
NOVENA.- 


NULIDAD DEL CONTRATO.- en caso de que alguna de las personas que forman 
parte de “EL PROVEEDOR”, se encuentre en el supuesto señalado en la declaración 
1.7 del presente contrato, éste será nulo de pleno derecho, de conformidad a lo 
establecido en al artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, en relación con los artículos 8” y 2225 del Código Civil Federal. 


RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente contrato y su Anexo Técnico 
constituyen un acuerdo entre las partes, en relación con el objeio del mismo y deja sin 
efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea oral o 
escrita, con anterioridad a lá fecha en que se firma el mismo. 


Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido vicio 
alguno del consentimiento. 


LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las parles se obligan a sujetarse estrictamente al 
objeto de este contrato, a todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que lo 
integran y a su Anexo Técnico, así como a los lineamienios, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendariay su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal Correspondiente y disposiciones vigentes que le sean aplicables. 


NOTIFICACIONES.- Las partes convienen en que todas las notificaciones que deban 
o deseen realizarse en relación con el presente contrato, deberán hacerse por escrito, 
mediante entrega directa con acuse de recibo, fax a correo elecirónico o vía correo 
certificado con acuse de recibo, porte pagado, dirigidas a los domicilios 
convencionales indicados en las declaraciones del presente contrato ylo al fax o 
correo electrónico que al efecto se notifiquen por escrito. Las notificaciones se 
considerarán entregadas en la fecha que aparece en el acuse de recibo, o bien, con el 
recibo de confirmación de entrega del correo, o en la confirmación de entrega del 
servicio de mensajería, fax o correo electrónico. 


JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, por lo que “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futura o por cualquier otra 


causa. 
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y 
ad 
OE: VISITA 

Leido que fue por las partes y enleradas de su conienido y alcance legal, se firma el presente contralo 
y su Anexo Técnico, que forma parte integrante dei mismo, por quintuplicado al calce y al margen en 
todas sus fojas útiles y por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en el Distrito 


Federal, el 22 de agosto de 2011. 


POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
APODERADO GENERAL 








C. RAÚL/GONZÁLEZ CONTRERAS 





POR LA INSTITUCIÓN 


EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN — EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
DE DELITOS CIBERMÉTICOS MATERIALES 
TITULAR DEL ÁREA MÉQUIRENTE Y 
ADMINIST/ATÍVA 









ISARIO MTRO. 


(70) 
ARTURO de RIDIÓN RAMÍREZ RAMÍREZ 
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SICRETAROA DESICURERA DD PUBLICA 
POLICIA FEDERAL 


CONTRATO PARA "LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA 
LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS DE LA POLICÍA”, A LOS QUE EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LOS BIENES”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL COMISARIO LIC. JOSÉ 
ROBERTO LÓPEZ CARDOSO, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO TITULAR DEL ÁREA QUE 
REALIZA LAS FUNCIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; EL COMISARIO , 
MTRO. ARTURO ESPIRIDIÓN RAMÍREZ RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 
EN LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS; COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE 
Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “K.B.H. AVIATION S.A.”, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
ÉL €. RAÚL GONZÁLEZ CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO “EL 


REPRESENTANTE LEGAL" 
ANEXO TÉCNICO 


“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS DE LA POLICÍA FEDERAL” 


L- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 


Adquisición, instalación y puesta en operación a punto de un Sistema de Despliegue Visual. El sistema 
se comprende como “Sistema Llave en Mano”, por lo que será responsabilidad del “EL 
PROVEEDOR” proporcionar todo el cableado, canalizaciones, configuraciones, accesorios y en 
general, todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la solución, la cual debe ser instalada, 


configurada y puesta en servicio. 


Dicho Sistema estará integrado en cuatro áreas que a continuación se mencionan: 


1. Área de Pasillos y Operadores, 

2. Sala de Juntas, 

3. Coordinación, 

4. Centro de Monitoreo (Telescopio). 


1.- ÁREA DE PASILLOS Y OPERADORES 
Realizar visitas a lo largo de los diferentes laboratorios en donde se mostrará el trabajo que en ellos se 
realiza y los logros obtenidos. 
o o 
e 5 Simbología du ta instalución: 


INTERACE PARA CONTAION. 
DESGAAL OF PELA PESA. 


LCD asco, 
ADO re En aro 
Pena 


pOCINA A 
PLAFOHD. 

A 

PECON sor 
ADMIMIETIADON DIR SaSTENAA 
DESENALZACION DIGITAL. 


IAOAIIOw DE LCD 
Et 


PANTALLA TACA. 
ALAMORICA DE 1000 
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En la sala de juntas se da seguimiento a las investigaciones mediante reuniones con los jefes de 
laboratorios, en donde se mostrarán los avances, las mediciones mediante gráficos, hojas de trabajo, 


etc. 
Simbología de la instalación: 


=p INTERFACE PARA CONEXION 
DE SEÑAL DÉ PC EN MESA 


PANTALLAS LCD MARCO 


DELGADO DE 46” Em ARREGLO 
DER 


BOCINA A 
PLAFOND 


03 PANTALLA TACTIL 


INALAMBRICA DE 5.7" 


E RACK DE EQUIPOS 





3.- COORDINACIÓN 


El Coordinador deberá estar al tanto de la información que se proyecta durante las visitas guiadas á 
través de los laboratorios, asi como también es imperante la necesidad de analizar lo que se realiza en 


su Coordinación. 


Simbologia de la instalación: 


INTERFACE PARA CONEXION 
DESEÑAL DE PEN USA 
PANTI LC NARCO. y 
DELGADO DE 46" EMARREGLO 
DEZX2 


BOCINA A 
PLAFOMO 


PANTALLA TACNIL 
INALAMBRICA DE 5.7" 


RACK DE ZQUIPOS 


PANTALLA CON TECNOLOGÍA 
LED DE 46" 





1. Monitorear el tráfico de IPs a lo largo y ancho de la República Mexicana. 
2. Georeferenciar y/o ubicar el comportamiento de determinadas IPs que ya estén bajo análisis. 
3. Generar inteligencia con toda la información recabada y que de ahí se puedan desprender, abrir 


líneas de investigación. 
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; sera y 
O 
> ramo 


[ FArTA LAS LCD MANCO, 
DELGADO OT AC" ER ARA COLO, 
pra 





PAGO CQUIPos 


y «QOSIVALORIO TELESCOPIO (9 


Diagrama Esquemático 


dr Rao o 
A 


A 





Observación: El sistema de control se a para visualizar las fuentes de audio y video así como 
las pantallas deslino, será ta información del tráfico de red a nivel local nacional e internacional, 
aclividad maliciosa 


2.- ARQUITECTURA Y ESTÁNDARES 


Descripción del —Arquí ctura, ES ándar y P to e Comunicación 
bien o servicio cd cuáles de ele eal pra. % 


Pantallas LCD ENG0950, FCC Class A, CISPR22/85, CE, EU RoHS, 


Sistema de procesamiento de Video UL 60950 listed, FCC Class A, International [EC 60950, CE 
Mark, CB Report, ISO 9001:2008. 








SECRETARIA Di SEGURIDAD 2ONTICA 
POLICIA FEDERAL 


Sistema de enrutamiento de audio y 


video, interface de video, caja 
arquiteciónica, transmisor/receplor de 
video por UTP. 


Procesador/enrutador audio, 


de * 
amplificador multicanal 


"Convertidor de VGA a DVI y panel de 
archeo de entradas de video - 


Reproductor BluRay 
Micrófono inalámbrico 
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Part 15 of the FCC Rules, Class A, 150 9001:2008. 


“AES48-2005 Grounding2EMC practices, EU Directive 


2002/95/EC, ROHS directive, CE marked, UL/C-UL listed, 





CCC certified, al 
Sistema de Control y pantallas táctiles | UL listed, CE Marcking, EMC, CE, part 15 FCC Rules, Class 
B 





GE, c-UL, UL, EMI/EMC CE, C-iick, FCC Class A, ICES, 
vCCl. = 
Part 15 FCC Rules, Canadian ICES — 003. 

Certified under Industry Canada to RSS-123 (*1C: 618*- 





SLX4"), European RETTE directive 99/8/EC (EN 301 489 
parts 1 8 2, EN 300 422 parts 1 8, 2), CE marking, FCC Part 
15 Class B. 

ANSI/EIA RS 310 D. 


Gabinete metálico (rack) 
Part 15 FCC Rules, Class B. 











| Televisión LED "A 
Reproductor de DVD's 24 CFR section 1002.30, Part 15 FCC Rules, Class B, 
Canadian ICES -003. ij 





3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO: 





41. Área de Pasillos y Operadores 
2. Sala de Juntas 

3. Coordinación 

4. Centro de Monitoreo 






MM 5 
Instalaciones 







Cableado de automatización, de audio y de video (cable UTP Cat 6, 
cable coaxial mallado al 95%, cable micro coaxial de 5 unidades, 
cable de bocinas 2x14 AWG, cable de audio 2x18 AWG y dren 1x20 
AWG, cable de control 4x22 AWG en cantidades necesarias de 
acuerdo a la ubicación de los equipos mostrados en el croquis 
anexo) y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como 
pruebas de funcionamiento en equipos e instalaciones (tales como 
fuentes de alimentación, distribuidores/amplificadores de señales, 
cableados, soporteria para instalación, entre otros). 


Av 














A SISTEMA DE VIDEO - 
E E ) 
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SUCTETARIA US SEGURIDAD PUSLICA 
POLICIA FEDERAL, 





1. Área de pasillos y Operadores 
Cada área deberá contar con un arreglo de 2x2 pantallas de LCD marco delgado Industrial, en donde se 
desplegará información de video en tiempo real y presentaciones multimedia en diferentes formatos (sistema de 
señalización digital). 
En cada uno de estos arreglos se deben desplegar contenidos multimedia en formatos compatibles de video 
tipo AVI, MPEG1, MPEG2, WMV, FLA, DIVX, de imágenes en formatos JPEG, GIF, BMP, PNG, internet URL, 


archivos de Office ppt, Flash SWF, noticias URL así como desplegar información de cualquiera de las 4 
posiciones de entrada de señal de computo disponibles y de al menos una señal de video en tiempo real. 


El sistema deberá tener la capacidad de desplegar los mismos contenidos en cada uno de los 8 arreglos de 
pantallas existentes o diferente contenido en cada uno de ellos. 


Estos sistemas deben contar con la opción de programar escenarios con las ventanas posicionadas libremente 
en cualquier parie de cada uno de los arreglos de pantallas existente así como la facultad de agendar el 
despliegue los contenidos en cada uno de los arreglos de pantallas. 


La operación del sistema asi como la realización de los contenidos deberá realizarse a través de software que 
estará albergado dentro de una estación de trabajo dedicada dentro del cuarto de operación de los sistemas. 


Se deberá proporcionar 4 puntos de acceso dentro del Área de Operadores para integrar al sistema una señal 
de computo (audio y video) y que pueda ser desplegada en tiempo real en cada uno de los 8 arreglos de forma 


simultánea o alternada con la información de los contenidos multimedia. 
Se deberá contar con un reproductor de DVD integrado al sistema para poder desplegar su señal en tiempo 
real. 

1. Sala de Juntas 


2. Coordinación 


Las salas deberán contar con un arreglo de 2x2 pantallas de LCD marco delgado Industrial cada una. 


Se deberá proporcionar a cada una de las salas 1 punto de acceso en la mesa para integrar al sistema una 
señal de computo (audio y video) y que pueda ser desplegada en tiempo real en el arreglo de pantallas. 


Se deberá contar para cada una de las salas con un reproductor de DVD Bluray integrado al sistema que pueda 
despiegar su señal en tiempo real. 


3, Centro de Monitoreo 


El área deberá contar con un arreglo de 7x2 pantallas de LCD marco delgado Industrial en donde se desplegará 
información de video en tiempo real y presentaciones multimedia en diferentes formatos. / 


Se debe poder desplegar la información proveniente de 14 estaciones de trabajo (PC“s), de una señal de alta 
definición (DVD Blueray) y de 4 señales de video compuesto. 





Estos sisiemas deben contar con la opción de programar escenarios con las ventanas posicionadas libremente 


| en cualquier parte del arreglo de pantallas existente. 
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La operación del sistema así como la creación de los diferenies escenarios deberá realizarse a través de 
software que debe estar albergado dentro de una estación de trabajo dedicada. 


Se deberá proporcionar 14 puntos de acceso dentro del área de operadores para integrar al sistema una señal 
de compulo (audio y video) y poder ser desplegada en el arreglo de pantallas. Se desplegará la información de 
cada una de las estaciones de trabajo de los 14 operadores. 


Se deberá contar con un reproductor de DVD Blueray integrado al sistema para poder desplegar su señal en 
tiempo real (señal de video de alta definición) así como la opción de poder conectar 4 señales de video 


compuesto. 





Pantallas LCD marco delgado Industrial l 


32 Pantallas en 8 arreglos de 2x2 para el Área de Pasillos y Operadores 
04 Pantallas en 1 arreglo de 2x2 para la Sala de Juntas 

04 Pantallas en 1 arreglo de 2x2 para el Area de la Coordinación 

14 Pantallas en 1 arreglo de 7x2 para el Centro de Monitoreo 


+ Tecnología LCD en formato 16:9. 

+ — Pantalla sin marco de 48" en diagonal. 

+. Operación 24x7. 

+ Separación entre pantallas (imágenes) de 7.3 mm máximo. 

+ Relación de contraste de 3,000:1 

+  Brillantez de 700 CD/m2 como mínimo. 

+ Control remoto RS232. 

+ Entrada de video digital DVI-D, 

+ Alimentación eléctrica 120-264 AC (Q 50/60 Hz. 

+ Se deberá suministrar sistema de soporteria a muro lipo ventana abatible 
para facilitar el mantenimiento de los equipos, 1 sistema por cada arreglo 
de pantallas. 

+ Resolución de 1366x768 pixeles al menos. 

+ Deberá soportar señales DVI/DTV: 480p,576p, 720p, 1080p. 

+» Deberá soportar señales PC: SVGA, WVGA, XGA, WXGA, UXGA. 

+ Deberá soportar señales de TV: NTSC, PAL. 

+ Fuente de alimentación redundante. 

+ Módulo de Fuente de alimentación externa (separada del panel LCD). 

+ Módulo de procesamiento de video externo (separada del panel LCD). 

+ — Transmisión de la señal de video por cable UTP Cat6. 

+ Vida útil de 50,000 hrs como mínimo. 


+» Compatible con el sistema de control propuesto. 


Coordinación 








Pantalla de LED 





Tecnología LED-lit en formato 16:9. 
Angulo de visión horizontal de 176” y vertical DE 176* 
Vida útil de 100,000 horas como mínimo. 


Tamaño de pantalla de 46" en diagonal. 





.oso. 
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Relación de contraste de 2,000,000:1 
Brillantez de 450-500 CD/m2 
Soporta HD 1080p. 

Entradas de video digital HDMI. 
Alirnentación eléctrica 120 VCA (QU 60 Hz. 

Se deberá suministrar sistema de soporteria a muro. 


=_ Compatible con el sistema de control propuesto. | 


13 | 1 | Sistema | Centro de Monitoreo 


Sistema de despliegue de video 






....... 





+ Capacidad de composición de señales múltiples en ambiente de ventanas 

con manejo de tamaño y posición de las mismas. 

Disponibilidad 24/7. 

Soporte Ethernet 10/100/1000 Mb 

Software de administración. 

Manejo de las ventanas de video de alta definición. 

Manejo de ventanas de video compuesto. 

Manejo de ventanas de video de cómputo. 

Acepte resoluciones de 1920x1200 a 165 MHZ al menos. 

Acepte señales de video de alta definición desde 480i hasta 1080p. 

Programación de escenarios. 

Recepción de instrucciones externas vía interface de control, 

Capacidad para 14 salidas al menos. 

Capacidad para recibir la señal de 14 señales de PC (estaciones de 

trabajo). 

» Transmisión de la señal de video por cableado UTP Cat 6, 
10/100/1000mb, y soporte distancia de 100 metros al menos. 

» Totalmente modular. 

+» Compatible con equipos de control que se suministren con la solución 

ropuesta. 

Area de Pasillos y Operadores 


c6.. o... ......... 







14 1 | Sistema 


Sistema de enrutamiento matricial de señales de video compuesto y 
cómputo 

Capacidad de 16 entradas de cómputo por 16 salidas. 

Capacidad de 8 entradas de video compuesto por 16 salidas. 

Capacidad de enrutar matricialmente cada una de las entradas y salidas. 
Compatible con resoluciones desde VGA hasta UXGA. 

Panel frontal con teclas de control para operación manual del 
enrutamiento. 

Puerto de control RS232. 


Compatible con el sistema de control propuesto. 
rea ade Pasillos y Operadores 


Sistema de Señalización Digital 


En cada uno de los arreglos de pantallas se deben desplegar contenidos | 
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5 
















Piezas 








A ——— 
mulimedia en formatos compatibles de video lipo AVÍ, MPEG1, MPEG2, WMV, 


FLA, DIVX, de imágenes en formatos JPEG, GIF, BMP, PNG, internet URL, 
archivos de Office ppt, Flash SWF, noticias URL así como desplegar información 
de cualquiera de las 4 posiciones de entrada de señal de computo disponibles y 
de al menos una señal de video en tiempo real. 


o... ... . . .. e. 


Interfaces para conexión de señal de computo y audio multimedia 


Capacidad de composición de señales múltiples en ambiente de ventanas 

con manejo de tamaño y posición de las mismas. 

Disponibilidad 24/7. 

Soporte LAN 10/100 

Software de administración. 

Manejo de las ventanas de despliegue en múltiples usuarios. 

Manejo de ventanas de video compuesto. 

Programación de aplicaciones y eventos. 

Programación de escenarios. 

Recepción de instrucciones externas vía interface de control. 

Capacidad para 8 salidas mínimo. 

6 entradas de USB al menos. 

El reproductor de contenidos no deberá contar con sistema operativo. 

Capacidad en el reproductor de contenidos de recibir la información de los 

mismos vía LAN o USB. 

Formatos soportados de video: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEGa, WMV, 

FLA, DIVX al menos. 

Se deberá suministrar una PC la cual opere como administrador del 

sistema. Deberá contar con Windows XP Profesional y Office 2007. Con 

monitor LCD de 19” al menos. 

Compatible con equipos de control que se suministren con la solución 
ropuesta. 








04 Área de Pasillos y Operadores 


4 Entrada de cómputo tipo VGA (DB15 HD) como mínimo. 
Instalación bajo mesa. 

2 toma corriente. 

Entrada de audio multimedia, conector 3.5mm mínimo. 

4 Entradas para conexión de red, CAT 6, RJ45. 

Cumpla con certificación Class A, Part 15, FCC Rules. 
Cable de conexión VGA de 1.8 metros como mínimo. 


01 Sala de Juntas 


D1 Coordinación 


Entrada de computo tipo VGA y audio multimedia, 
Instalación en mesa con sistema de ocultamiento en la misma. 


. 
. 
+ Se deberá abrir con solo presionar la tapa. 
pa all + Deberá contar como mínimo con 1 toma corriente, 
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.... 





Area de Pasillos y Operadores 


Transmisor para señal de cómputo por UTP 


Area de Pasillos y Operadores 


Receptor para señal de cómputo por UTP 


Reproductor de DVD 


01 Área de Pasillos y Operadores 


01 Sala de Juntas 


02 Coordinación 
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Conexiones de LAN y teléfono, mínimo 1 de cada una. 


Entrada de señal de cómputo. 
Entrada de señal de audio estéreo 
Salida de video local para monitor. 
Salida de audio local. 
Transmisión de lá señal de audio y video por medio de cable UTP, CAT 6, 
conector RJ45. 

Resolución aceptada desde VGA hasia UXGA y 480p hasta 1080i. 
Distancia de transmisión de video de 274 metros como mínimo. 
Compatible con el recepto de UTP propuesto. 














Entrada de señal de video y audio via UTP, conector RJA5. 
Salida de video. 

Salida de audio. 

Recepción de la señal de audio y video por medio de cable UTP, CAT 6, 
conector RJ45. 

Resolución desde VGA hasta UXGA y 480p hasta 1080i. 

Ecualización de la señal recibida de una distancia de 274 metros como 
mínimo. 


















Reproductor de DVD multizona, 
Reproducción de CD-R/RW, DVD+/- R/IRW, mp3 y WMA. 


Salida de video compuesto, S-Video y Video componente al menos. 
Salida de audio análogo (RCA) y digital (coaxial y óptico) coma mínimo. 
Puerto de control RS232. 

Compatible con sistema de control propuesto. 





01 Centro de Monitoreo 


Reproductor de DVD, zona 1 y 4. 
Tipo Biueray (video alta definición). 
Puerto de control RS232. 


Compatible con sistema de control propuesto, 
1,10 1 Pieza ps de Pasillos y Operadores 
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Monitor de LCD 


Tecnología LCD en formato 16:9. 

Tamaño de pantalla de 22” en diagonal. 

Sintonizador de TV. 

Entrada de señal de computo (VGA). 

Entrada de señal de video compuesto, componente. 
«e Bocinas integradas. E 

Área de Pasillos y Operadores 


Switcher Ethernet 


+ 24 Puertos al menos. 
» Soporte 10/100 Mb 
O B.SISTEMADE-AUDIO 














Área de Pasillos y Operadores 





En cada una de las 8 aéreas de arreglos de pantallas deberá instolarse bocinas locales a plafón que permita 
desplegar el audio del contenido multimedia que se está visualizando. Así mismo se deberá contar con sistema 
de microfonia que permitirá realizar comentarios acerca del contenido que se está desplegando. El audio de los 
contenidos y de la microfonía podrá ser reproducido localmente en cada una las 8 aéreas diferentes en forma 
simultánea o de forma independiente en cada una de las mismas. 

Piezas | Enrutador matricial para señal de audio estéreo y microfonia 










01 Área de Pasillos y Operadores 
+ Capacidad de mezclar, enrutar y ecualizar 8 entradas de señales de audio 
estéreo externas y 2 entradas de señal de microfonía inalámbrica 
necesarias para operar de acuerdo a la descripción propuesta del sistema. 
» 8salidas mínimo. 
+ Disponibilidad 24/7. 
+ Compatible con el sistema de control propuesto. 


01 Centro de Monitoreo 
+ Capacidad de mezclar, enrutar y ecualizar 6 entradas de señales de audio 
estéreo externas y 4 entradas de señal de microfoníla necesarias para 
operar de acuerdo a la descripción propuesta del sistema. 
+ 6 Salidas minimo. 
+ Disponibilidad 24/7. 
+ Compatible con el sistema de control propuesto. 


+ Compatible con BAR 
1.13 1 Pieza | Centro de Monitoreo ) ! 


Sistema de enrutamiento matricial de señates de audio estereo 








+ Capacidad de 16 entradas de cómputo por 16 salidas 


+ — Panel frontal con teclas de control para operación manual del 
enrutamiento. 
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»  Puerio de conirol rs232. ] 
+ Cornpatible con el sistema de control propuesto 
Amplificador de potencia 


01 Área de Pasillos y Operadores 
01 Centro de Monitoreo Ñ 
» Potencia de 50 watts RMS a 4 Ohms por canal al menos. 
+ 8 canales de salida. 
| + Entradas de línea balanceada. 
+ Frecuencia de respuesta 20 hz-20 kHz. 
» Compatible con el sistema de control propuesto. 


01 Sala de Juntas 
» Potencia de 100 watts RMS a 8 Ohms por canal máximo. 
2 canales de salida, 
Entradas de linea. 
Frecuencia de respuesta 20 H2-20 kHz. 
Puerto de control RS232. 
Compatible con el sistema de control propuesto. 
coordinación 
Potencia de 50 watts RMS a 8 Ohms por canal al menos. 
2 canales de salida. 
Entradas de línea. 
Frecuencia de respuesta 20 Hz-20 kHz. 
Puerto de control RS232. 
Compatible con el sistema de control propuesto. 
Piezas | Bocinas a Plafón Color Blanco 










o 
> 
ec... ... Qoc0.o. oo 















16 Área de Pasillos y Operadores 
02 Sala de Juntas 

02 Coordinación 

04 Centro de Monitoreo 


Potencia de 15 - 100 watts. 
2 Vías. a 


Woofer de aluminio anonizado de 6,5" 
Frecuencia de respuesta de 65 Hz a 22 kHz. 
Impedancia de 4 - 8 Ohms. 

Caja trasera integrada acústicamente sellada. 


Área de Pasillos y Operadores 
La distribución de las bocinas en esta área se hará de 2 piezas por cada arreglo 


de pantallas. 


Sala de Juntas 
Debe contar con 2 bocinas a plafón para la reproducción del audio multimedia de 


la señal de PC conectada al sistema y del DVD. 

















Coordinación 
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SECTUECAM] 
EC ¡DTRAL. 


El 


























AAA a 
Debe contar con 2 bocinas a plafón para la reproducción del audio multimedia de 
la señal de PC conectada al sistema y del DVD. 


Centro de Monitoreo 

En el área deberán instalarse bocinas a plafón que permita desplegar el audio del 
contenido multimedia que se está visualizando. Así mismo deberá contar con 
sistema de microfonía que permitirá realizar comentarios acerca del contenido que 


se está desplegando. 


La condicionante principal de esta bocina, es que la misma debe de estar 
“encapsulada" para evitar al máximo la difusión del sonido por la parte trasera de 
la misma (dentro del plafón). La medida mínima para esta en el mercado es de 
6.5" y de igual manera permite cubrir el área acústica que se solicita. 


Micrófono inalámbrico de mano 





Piezas 





1.16 4 
02 Área de Pasillos y Operadores 


02 Centro de Monitoreo 


Patrón de captación cardiode. 
Respuesta en frecuencia de 50hz a 15 kHz. 

Frecuencia de transmisión en la banda UHF. 

Receptor tipo doble (diversity). 

Potencia suficiente para transmitir a una distancia de 100 metros en línea, 
de vista. 

LED's indicadores de encendido/batería baja en el transmisor. 
Interruptores de encendido/apagado y transmisión/mute en el transmisor. 
Conectores XLR y Plug Ys. E 

Capacidad del equipo para seleccionar entre varias frecuencias de 
operación. 

Alimentación eléctrica 120 VCA a 60 Hz, 
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EUCRETAMA DESEGUADAD PÚBLICA 
POLICIA FEDERAL 


rl 
El control para selección y envío de señales hacia cada una de las aéreas con arreglos de pantallas LCD marco 
delgado Industrial, se deberá realizar a través de un sistema de control (automatización) por medio de interfaces 
de usuario. 


Se debes contar con una pantalla táctil inalámbrica (interfaz de usuario) que pueda ser utilizada en cualquiera de 
las 8 áreas existentes y por medio de la cual se pueda lener el contro! de.las funciones básicas del sistema 
(control de volumen, encendido/apagado de las pantallas, selección de despliegue de señal de video en las 


pantallas, etc.). 

Adicionalmente dentro del cuario de operación de los sistemas debe contar con una pantalla táctil alámbrica 
desde la cual el operador también pueda tener el control de todo el sistema en paralelo con la pantalla táctil 
inalámbrica. 

Tanto para la Sala de Juntas, la Coordinación y el Centro de Monitoreo el control para selección y envío de 
señales hacia el arreglo de pantallas se deberá realizar a través de un sistema de control por medio de una 
pantalla táctil inalámbrica. 


Centro de Monitoreo 


El contro! para selección y envío de señales hacia el arreglo de pantallas de LCD y pantalla LED y deberá 
realizarse a través de un sistema de control (automatización) por medio de una interface de usuario. 


Procesador de contro! 





01 Área de Pasillos y Operadores 


Capacidad de 6 puertos RS232 

Conectividad Ethernei 10/100 Mb, 1 puerto como mínimo, 
Expansión de 6 puertos RS5232 adicionales. * 

Capacidad de 8 realy's. 

Capacidad de 8 puertos infrarrojo. 

Compatible con el sistema control propuesto. 


.e.oooc.so 





requieren 11 puertos de control RS232. Los sistemas existentes en el 
mercado cuentan con 4 a 6 puertos de este tipo y en caso de requerir más 
puertos, se cuentan con módulos o tarjetas de expansión de estos puerlos. 
En este caso el equipo solicitado cuenta con 6 puertos RS- 232 y el mismo 
permite adicionar tarjetas con configuración de 3 puertos RS-232 por tarjeta. 
Por esta razón se solicita además en este rubro 6 puertos adicionales RS- 
232 (2 tarjetas). 


01 Sala de Juntas 
01 Coordinación 





01 Centro de Monitoreo 














Para el caso específico de los puertos RS232 se piden de tal capacidad 
puesto que los equipos que conforman el sistema de control aci 





SECHETARIA DE SEGUILO AD PUSLICA 
POLICIA FEDIRAL. 














1.18 








1.19 
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Capacidad de 3 puerios RS232 

Conectividad Ethernet 10/100 Mb, 1 puerio al menos. 

Capacidad de 8 relays. 

Capacidad de 8 puertos infrarrojo. 

Se deberá inclui” 2 emisores infrarrojos compatibles con el sistema 
de contro! propuesto. 

+ Compatible con el sistema control propuesto. 


Para controlar todos los equipos que conforman el sistema de control 
(automatización) se requiere 1 puerto de control RS232. Los sistemas 
pequeños existentes y con características como las solicitadas (puertos 
Ethernet específicamente) en el mercado en promedio cuentan con 3 puertos 


de este tipo. 





En cuanto a los puertos infrarrojos se requieren para este proyecto 2 puertos; 
el equipo que cumple con las entradas de RS232 solicitadas tiene de fábrica 


8 puertos infrarrojos incluidos. 





Pantalla Táctil Inalámbrica 
01 Área de Pasillos y Operadores 


Tamaño de pantalla de 3.5" en diagonal 

Pantalla a color, matriz activa. 

Comunicación por tecnología WiFi. 

Soporte video streaming. 

Deberá incluir dockingstation. 

Se deberán suministrar las antenas necesarias para lograr una 
cobertura adecuada dentro de las 8 áreas. 

+ Compatible con el sistema control propuesto. 


..o.o..so 


01 Sala de Juntas 
01 Coordinación 


Tamaño de pantalla de 5.7” en diagonal 

Pantalla a color, matriz activa. 

Comunicación RF, 1 vía. 

Deberá incluir dockingstation. 

Se deberán suminisirar las antenas necesarias para lograr una 

cobertura adecuada. 
+ Compatible con el sistema control propuesto. 

Pantalla Táctil Alámbrica 





01 Área de Pasillos y Operadores 


01 Centro de Monitoreo 





+ Tamaño de pantalla de 10.4" en diagonal all 
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SECKETANIA DI SEGCRIDAD 2ULLICA 
POLICIA: l 








Pantalla a color, matriz activa. 
Bocinas integradas 

Capacidad de despliegue de video. 
l + Compatible con el sistema control propuesto. 
1.20 4 Piezas | Acondicionador de energía (regulador) 


Una para cada área: Pasillos y Operadores, Sala de Juntas, 
Coordinación y Centro de Monitoreo 











20 Amperes de capacidad. 

Voltaje de operación de 90 a 140 VAC. 
Apagado automático en caso de sobre voltaje. 
9 salidas, 8 traseras y 1 frontal. 








Para el caso del Área de Pasillos y Operadores, el regulador debe 
alimentar a la barra de contactos vertical que deberá estar incluida en el rack 
a suministrar y que contará con 12 tomas de AC. Se requieren 18 lomas de 
AC como mínimo. 


Sata de Juntas y Coordinación, estos reguladores deberán alimentar a la 
barra de contactos vertical que deberá estar incluida en el rack a suministrar 
con 12 tomas de AC como mínimo. 

A A 








Rack de equipos 


Una para cada área: Área de Pasillos y Operadores, Sala de Juntas, 
Coordinación, Centro de Monitoreo 





+ Tamaño de 40UR para Pasillos y Operadores; 20UR para Sala de 
Juntas; 20UR Coordinación; 32UR Centro de Monitoreo. 

Puerta frontal de acrílico. 

Puertas laterales y trasera de acero. 

Unidad extractora de aire (ventilador) 

Deberá incluir barra de contactos vertical. 


Para el Centro de Monitoreo se deberá incluir bahía de conexiones con 2 
uertos de video compuesto con su respectivo audio estéreo. 


1 
J 








4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES SOLICITADOS. 


1.1.Los equipos deberán ser entregados nuevos, en embalaje original, sellado, clasificación "NIB” 
(new in box) y con la relación de números de serie y/o número de parte de todos y cada uno 
de los componenies que conforman la solución, no se aceptaran productos con categoría ¿ 
“NOB" (new open box), Refurbished (remanufacturado), equipos de exhibición o demos. 


2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN: 
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RECITAR, DAS mpaptUnIcA 


2.1. "EL PROVEEDOR” deberá proporcionar el nombre del Coordinador encargada del Proyecto, 
asi como entregar un listado con el personal involucrado en el proyecto y las cenlificaciones 


necesarias de cada uno. 


2.2. El personal debe estar debidamente identificado pare ingresar a cualquiera de las 
instalaciones de la SSP. 


2.3. Respetar normas de seguridad vigentes en la SSP. 
2.4. “EL PROVEEDOR” deberá validar que cuenta con un Plan de trabajo. 


2.5. Establecer Lugar y Fechas para la instalación de cada componente y/o fase y de la solución 
completa. 


2.6. Establecer todos los entregables. 


2.7. Se denominara prueba de aceptación a la actividad de examinar el desempeño optimo y 
funcional de la Solución. 


2.8. Se debe verificar por medio de pruebas de aceptación, la funcionalidad de la Solución, siendo 
las siguientes: audio, video y control, debiendo cumplir satisfactoriamente de acuerdo a los 
parametros establecidos en el Anexo. El 100% de las pruebas deben ser satisfactorias para 
poder aceptarse la Solución. 


2.9. “EL PROVEEDOR” se responsabilidad de obra civil y reparación de daños a infraestructura 
de la SSP. 


2.10. “EL PROVEEDOR” deberá incluir todos los servicios profesionales, asesoría y linea de 
servicio detallada anteriormente, necesarios para la instalación física, interconexión entre los 
componentes del sistema, configuración y puesta a punto de todos los equipos que se están 


ofertando. 


2.11. “EL PROVEEDOR” deberá instalar y conectar todos y cada uno de los equipos que 
conformen la Solución, así como también deberá realizar las interconexiones necesarias para 


la adecuada operación de los mismos. 


2.12. Los servidores, solución de almacenamiento, switches de fibra deberán ser compatibles 
100% entre ellos; estos serán instalados preferentemente en el mismo Rack. 


2.13. Todo cableado de interconexión de equipos deberá quedar identificado de manera 
inequívoca y mediante etiquetas resistentes en ambos extremos. 


3. SOPORTE TÉCNICO: 
3.1.MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar lo siguiente: 


L. Realizar al menos 2 mantenimientos preventivos al año, durante la vigencia de la 
garantía del sistema. 
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SECHETANA UE SEGURIDAD PUALICA 


POLICIA FEDERAL. 


Mantenimiento de sistemas operativos y soflware de propósito especifico, que incluya 
tareas de administración, o errores. 

Para el caso de fallas no contempladas en las garantías de los equipos, "EL. 
PROVEEDOR” deberá proporcionar un catalogo de costos con las refacciones más 
usuales y el costo de mano de obra por reparaciones de cada una. Así mismo, deberá 
proporcionar la suma lotal de los dos rubros anteriormente descritos. 

Deberá detallar las labores a realizar para cada uno de los equipos que se incluyen en 
los sistemas solicitados para el servicio de mantenimiento preventivo a los sistemas, 
así como el liempo requerido para realizar estas labores para cada uno de los 
sistemas contemplados. 


3.2, ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES. 


Todo el equipamiento que requiera de un Sistema Operativo, firmware y en general cualquier 
software deberá incluir su actualización durante el periodo del contrato. 


3.3.ASISTENCIA TÉCNICA TELEFÓNICA 


Durante el periodo de contrato, "EL PROVEEDOR” deberá proporcionar asistencia técnica 
telefónica de 7 x 24, para cualquier pregunta y/o consulta relacionada con el proyecto, 


El tiempo de respuesta no deberá ser mayor a 4 horas, una vez notificado el proveedor por 
parte de la Policía Federal. 


3,4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 


“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar lo siguiente: 


1. 
il. 


ll. 
W. 
V 


Vi. 
vil 


vill. 
IX. 


Deberá generar un reporte de fallas. 

“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar el procedimiento para este mantenimiento 
correctivo, directorio de escalación que incluya nombre, cargo, teléfono fijo y móvil del 
personal que participará en el soporte técnico. 

El tiempo de respuesta en sitio será de 4 horas en días hábiles como máximo. 

El tiempo de solución de la falla y reemplazo de partes no debe ser mayor de 72 horas 
a partir de la respuesta en sitio. 

Las refacciones deberán ser nuevas y originales. 

Disponibilidad de partes de al menos 5 años en el mercado. 

En caso de que algún equipo propiedad de la SSP se retire por reparación y/o 
garantía, "EL PROVEEDOR” deberá instalar en calidad de préstamo un equipo de 
características iguales o superiores para darle continuidad al servicio. 

Se deberán generar reportes de vida por equipo. 

"EL PROVEEDOR” debe realizar una bitácora de actividades. 


4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. 


4.1. "EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes en las Oficinas Centrales de la Secretaría de 
Seguridad Pública. Edificio de la Policía Científica: Ave. Constituyentes No. 947, Colonia 
Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D.F., en un plazo máximo de 
45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la fecha de suscripción del contrato 


correspondiente. 
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STCRLTARIA DE SEGURIDAD PUBLIC 
POLICIA FIELAL 


4.2,El periodo de suministro, instalación, configuración, pruebas y capacitación de los sistemas no 
deberá exceder de 80 días, a partir de la firma del contrato. 


4.3.El transporte y logística de entrega deberá ser el adecuado para el manejo de los bienes y será 
por cuenta exclusiva y riesgo de “EL PROVEEDOR”, así como los seguros que garanticen su 
entrega en las Oficinas Centrales de la Secretaria de Seguridad Pública, Edificio |, y el daño a 
terceros, dejando sín responsabilidad alguna a ta Convocante. 


4.4.La verificación y aceptación de los bienes entregados, se asentará en el Acta de Entrega - 
Recepción que elabore el área usuaria en conjunto con el representante de la Dirección 
General de Recursos Materiales para tal efecto, sin la cual no se tendrán por recibidos los 


bienes. 
5. PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 


5.1. “EL PROVEEDOR” deberá garantizar los bienes que conforman el sistema por un periodo de 
tres años a partir de la entrega formal a satisfacción del sistema, contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos, así como por el funcionamiento del mismo. 


6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: 


6.1. Teórica práctica en el manejo, configuración y operación de los sistemas, para 10 personas de 
acuerdo a la identificación de perfiles y roles necesario para la administración integral de la 
solución, entregando manuales y material didáctico de apoyo. 


6.2.Atención a problemas y/o dudas de los componentes del sistema, incluyendo tareas 
administrativas, será de 7x24 con una vigencia de 03 meses, tiempo suficiente para tomar el 
conocimiento y no depender de "EL PROVEEDOR”. 


6.3.La trasferencia de conocimiento debe de ser impartida una vez instalado y funcionando el 
equipo en el área correspondiente. 


7. DOCUMENTACIÓN. 
“EL PROVEEDOR” deberá entregar lo siguiente: 


a) La documentación técnica del equipo (manuales, medios electrónicos, eto.). 
b) Los planos “as Built! y memoria técnica de instalación. 
c) Memoria técnica de instalación, impresa y en medio magnético que deberá contener: 


» Reporte de la instalación. 
+ Configuración, respaldo de la configuración liberada de la infraestruciura y/o componentes 


tecnológicos instalados. 

+ Pruebas de operación y puesta en servicio de la solución, especificando los componentes 
tecnológicos y aplicaciones incluidos. 

»  Trayectorias de canalizaciones electricas y de comunicaciones. 

+ Marca, modelo y características lécnicas de todos los componentes. 

+ Ubicaciones fisicas de los equipos. 
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Reporle fotográfico. 

Descripción de materiales. 

Diagramas esquemálicos. 
Procedimientos solicitados en el anexo. 


..—2.o. 


d) Se deberá entregar todo el software y accesorios necesarios para la correcta operación del 
equipo:incluidos dentro de la solución sin costo adicional y de preferencia en idioma español. 

e) El software deberá residir y ejecutarse con recursos propios del equipo. 

f) Entregar la documentación técnica disponible por el fabricante de los equipos, (catalogo de 

partes, manuales de operación, manuales de mantenimiento, manuales de instalación, medias 


electrónicas, etc.) 


Adicional a lo anterior, “EL PROVEEDOR” deberá cumplir con lo siguiente: 


a) “EL PROVEEDOR” deberá contar en México con soporte técnico certificado por el fabricante, 
entregando directorio que incluya: Dirección, teléfono y contacto. 

La garantía que otorgue debe incluir disponibilidad de partes y refacciones en México y contar 
con una atención en sitio con respuesta máxima en 48 horas. 

El proyecto técnico que ofrezca para la Solución deberá estar debidamente certificado por el 
fabricante, distribuidor mayorista o representante exclusivo en México, para garantizar que la 
propuesta cumple satisfactoriamente con los estándares de calidad que exige el fabricante. 

La persona por parte del “EL PROVEEDOR” que lleve la administración del proyecto de la 
instalación deberá por lo menos contar con tres certificaciones en las marcas y/o los equipos 


involucrados en el proyecto. 


b 


= 


(+) 


d 


8. NORMAS OFICIALES. 


8.1. "EL PROVEEDOR” deberá demostrar que los bienes cumplen con las Normas Mexicanas, 
Normas Internacionales o Normas de Referencia y solo en el caso de que no existan éstas O 
no sean aplicables, se aceptarán las especificaciones del fabricante. 


9. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 


A partir de la formalización del instrumento jurídico y hasta el 15 de septiembre de 2011. 
10. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN 


Se estima un monto de $51,003,402.79 Dólares Americanos (Un millón tres mil cuatrocientos dos 
Dólares Americanos 79/1100 USD.), incluyendo Impuestos. 


11. PENA CONVENCIONAL: 


“EL PROVEEDOR” se obliga a pagar por atraso en la entrega de los bienes en los plazos 
establecidos, consisiente en el 1% sobre el monto de los bienes no entregados en tiempo, sin exceder 
el 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
en términos de lo dispuesto en los arlículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 


del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento. 


45 


CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNSI066/2011 





A EPA prono 
Dicha penalización se calculará por “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, quienes deberán de 
documeniarias, así como notificarlas por escrito a la Dirección General de Recursos Máteriales de la 
Policía Federal, debiendo informar ésta última al área financiera respectiva, el importe de la misma. 


El pago de los bienes entregados quedará condicionado, proporcionalmenle, al pago o entero que "EL 
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales. En el supuesto de que sea 
rescindido el instrumento contractual no procederá el cobro de dichas penas. 


12. GARANTÍAS: 


- “EL PROVEEDOR” deberá presentar fianza de garantía de cumplimiento, por el 10% de la totalidad del 


monto de la contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 


Lo anterior, en cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 


13. FORMA DE PAGO PROPUESTA 
Mediante transferencia bancaria, en moneda nacional. 


Conforme a lo establecido por el arlículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el pago que se genere con motivo de la entrega, instalación y puesta en marcha del 
Sistema de Visualización se realizará en moneda nacional, una vez aceptados a entera satisfacción por 
la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policia Federal dentro de los veinte 
días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente, las cuales deberá cumplir 
con los requisitos fiscales vigentes y deberá acompañarse del acta correspondiente. 


POR EL PROVEEDOR 
APODERADO GENERAL 










Ud, 
IÍSARIO MTRO. 
ARTURO ASPIRIDIÓN RAMÍREZ RAMÍREZ 


y 


L GONZÁLEZ CONTRERAS 


